कोल्हापूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालय, 
रुग्णालयांमध्ये अग्निशामन उपाययोजना 
करिता पाण्याच्या टाक्‍्यांचे बांधकामाचे 
अंदाजपत्रक व आराखड्यांना प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.६७/आरोग्य ४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २९ मार्च २०२२. 
वाचा : 


१) आरोग्य सेवा संचालनालय यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे-६/ कोल्हापूरग्रारुअग्निपाणीटाकी 


/१९८७३-७४/२१, दिनांक २६.११.२०२१. 
प्रस्तावना : 


कोल्हापूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालयांच्या अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनांकरिता जमिनीवरील 
पाण्याच्या टाक्यांच्या बांधकामाच्या अंदाजपत्रक व आराखडयांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 


शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय : 


२. कोल्हापूर जिल्हयातील ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन उपाययोजना करिता पाण्याच्या टाक्‍्यांचे 


बांधकामाचे अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोल्हापूर यांनी तयार केळे आहेत 
आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक सी.पी.आर.कोल्हापूर यांनी, तसेच मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
पुणे यांनी प्रमाणित केलेले आहेत. त्यानुसार रु.६४,१२,७७६/-(अक्षरी रुपये चौसष्ट लाख बारा हजार सातशे 
शाहत्तर फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालीलप्रमाणे, त्या पुढील अटी व शर्तीच्या 


अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ. कामाचे व संस्थेचे नाव रक्‍कम रुपये 

क्र. 
1१ | ग्रा.रु.दत्तवाड येथे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे ८,७७,०३१/- 
2 | ग्रा.रु.शिरोळ येथे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे ४,२३,५२८/- 
३ | ग्रा.रु.पारगांव येथे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे ७,१८,१४०/- 
४ | ग्रा.रु.खुपीरे येथे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे ८,४६,२७३/- 
५ | ग्रा.रु.गांधीनगर येथे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे ८,३४,३५०/- 
६ । ग्रा.रु.हातकणंगले येथे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे | ९,६५,३९१/- 
७ | ग्रा.रु.मुरगूड येथे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे ८,७३,९५९/- 
८ | ग्रा.रु.कागल येथे अग्निप्रतिबंधक उपाययोजनेकरिता जमिनीवरील पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणे ८,७४,१०४/- 
एकुण | ६४,१२,७७६/ 


अटी व शर्ती - 


१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास मुख्य अभियंता, (विदयुत) सार्वजनिक बांधकाम 


विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.६७/आरोग्य ४ 


२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन परिपत्रक दिनांक २९.१०.२०१८ अन्वये अंदाजपत्रकातील 
दरसुची बाहय दर मंजुरी करणे बंधनकारक आहे. 

३) बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

8) सदर कामाची वेगवेगळी निविदा न करता सर्व कामाची एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 

५) कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री 
संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

६) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवऱ्यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची किंमत 
वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवऱ्यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या त्या त्या 
भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची मान्यता घेण्यात यावी. 

७ सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. 

८) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 

९) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, aren निर्णय क्र. इएनव्ही - 

२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि.१० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 

तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

३. उपरोक्त खर्च लेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, 
०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य) - रुग्णालय व दवाखाने, (०४) सार्वजनिक आरोग्य,१०४- सामुहिक 
आरोग्य केंद्र, (00)(09) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखालील मंजूर अनुदानामधून 
भागविण्यात यावा. 

४. हे आदेशा शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३विनियम,भाग-२,दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०७१३३८२४६०१७ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


क DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
i a | ou=Public Health Department, 
postalCode=400001, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c947034 


36c07cda664672d20607766dc59d345b, 
serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b869fa2e 


Balkavde “2 
(प्रमोबलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.६७/आरोग्य ४ 


२. संचालक, आरोग्य सेवा -१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
संचाळक, आरोग्य सेवा -२, पुणे. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, कोल्हापूर 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, कोल्हापूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. कोल्हापूर 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-४). 
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पृष्ठ ३ पैकी ३ 
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P.W. Sub Division, Jaysingpur S 


M{pivision, Kolhapur 


Name of Work : Construction Under Ground & Overhead Water Tank 
For Fire Precaustion In Rural Hospital At dattawad 
Taluka shirol. 


RECAPIT ULATION-SH EET 


e No & Name Amount 


= SSS Se 
<==: carer eee SE 1 13020२१38%१ nn << See eer eee == >> 


= gyb-Estimat 


ye क्र 
1 work Portion Rs. 7,30,.915.0 


2 Laboratry Charges Rs. , 14,550.66 
न f 
ee 

Rs. 7,45, 466.08 

Add Insurance towards Labour त 1.00% Rs. 7,309.08 


on Rs. 730916.00 (Amount Excluding a a Lab Testing) 
Add G.S.T. on Residencial Buildings 12.00% Rs. 87,710.99 
on Rs. 730916.00 (Amount Excluding eet a’ Lab Testing) क. 
Add Centage Charges 5.00% Rs. 36,546. 
on Rs. 730916.00 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) ===== 


Fl Rs. 8,77, 031 .90 
Say Rs. औक ?२०0 ea 


तिर: 
n, Jaysingpur 


Te b eur ( col भि a { 
eoMnarrf ce Ml ( J van [5 eC 


R ~ 
“OY aa ery a 
J 


and furf Aue ० mn 4 


श्र ८७५०४०६) qr ed ~ 
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Superintending Engineer 
P. W. Circle, Kolhapur. 


yet Engineer 

forks Region. (yy, 
Pune. 

जिल्हा pieces 


सी. पी. आर. कोल्टहाउर. 


fire audit dattawad 
SIS-ETM/1412003_€f# ५६७ 


आरोग्य सेवा, 
कोल्हापूर r r मंडळ कोल्हापूर 
ल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर, ___ 


उ Kolhapur P.W. Division, Kolhapur 


Name of Work : Construction Under Ground & Overhead Water Tank 
For Fire Precaustion In Rural Hospital At Shirol 
Taluka shirol. 


REGA PITULATION-SHEET 


Sub-Estimate No & Name Amount 


Naan ee een ene ne eee ae a a ee ee aa a ee ee 


1 Work Portion २९5. 3, 47, 143. 00 /” 


2 Laboratry Charges Rs. वनात 


4 


Rs. 3, 61, 043. 00- 


Add Insurance towards Labour : @ 1.00% Rs. 3,471.00 
on Rs. 347143.00 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) 

Add G.S.T. on Roads & Bridges @ 12.00% Rs. 41,657.Q0- 
on Rs. 347143.00 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) 

Add Centage Charges @ 5.00% Rs. 17, 357.98 


on Rs. 347143.90 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) SSSSSeSSSSSSssss5 
Rs. 4,23,528 00 


ळू Say Rs. 4,23,528.00 
०००० क्क ्ककक्क््ळ२क कक्कर काका रक क त्र्न््य्च्च 


Executive Engineer 
P.W. Division, Kolhapur 


. Techawicoll | VEN feof HovV Rg “2 ay S28 yeas 


झा रॉ 


न्न Counted 4” ef a 

\ 

जिल्हा ह. a Zz 
a झी arr eer ae 
Superintending Engineer 


P. W. Circle, Kolhapur, 


Fire_Precaustion_shirol. 
SIS-ETM/1412003_€ft¢ep 


: seater os सेबा, 
कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 


p.W. pivision, Kolhapur 


Name of Work Construction Under Ground Water Tank For Fire 
Precuastion ++ Rural Hospitas At Perces:: Taluka 
af Hatkanagle. 


a ne 
Sub-Estimate No & Name 
===> ———— —nocsasss=aaa= = >...“ “न === SSS 


1 Work Portion 


2 Laboratry Charges 


2 


2.५. Sub Divisio™, »Lnapur 


Siy 96,2070 e=7 


Rs. 13,900.00-~ 


indeed 


Rs. 6, 10,007.09" 
Add Insurance towards Labour @ 1.00% Rs 6, 100, 00/ 
Add G.S.T. on Residencial Buildings @ 12.00% Rs 71, 533,00/~ 
on 85. 596107 .00 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) ‘ 
Add Centage Charges @ 5.00% Rs 30, 500,00 
== ee 
Rs 7, 48,140.00 
Say Rs 7,18,340 on 


| ॥ "> 2 1, ८>/-»५-4 co 4 u 


fy 


an टू. 
vd 


Estimate No : 022610 GSR Pargaon 
SIS-ETM/141 1009 ef #stp 


SSO 0 २-6): RAO 


jee soeesseraesse Baas 


Deputy Engineer 
Pp.W. Sub Division, Kolhapur 


F ven i — ब्‌ ८ [ Y 


RS 7il > 7(4o 
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perintending Kut 
हिर W. Circte, Kolhapur. 


टु 
gt 


cits pivision, Kolhapur P.W. Sub Division, Kolhapur 


Name of Work : Construction Under Ground & Overhead Water Tank 
For Fire Precaustion In Rural Hospital At Khupire 


Taluka Karveer. 


RECAPITUL ATION-SHEET 


CORE Tope g pecan eee RE a A क 
aE 7 ys TIT al 


1 Work Portion Rs. 7,04,110,00 

2 Laboratry Charges Rs. 14, 550, 00 

| 

Rs. 7,18,660.00 

Add Insurance towards Labour @ 1.00% Rs. 7,187,00 

Rt Add G.S.T. on Residencial Buildings @ 12.00% Rs. 84, 493,00 
9 on Rs. 704110.00 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) १. ६ 26 क 

: Add Centage Charges @ 5.00% Rs. 35, 933,00 


Saacrssszaeaseesns 
Rs. 8, 46,273.00 
Say Rs. 8, 46,273.00 


rae, 


es ngineer 


Sub Division, Kolhapur 


Tec LA CHE np Cc ell VD h of 
- = 


"Le untersi 4 ned = 
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ने 
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P. W. Circle, Kolhapur. 


जिल्हा शल्यचिकित्सक 
सी. पी. आर. कोल्हापूर. 


Estimate No : 022613 GSR Khupire Hosp pata . 
SIS-ETM/1411009_e€ft¢£p न उपस चरक “>? आरोग्य सेवा 


कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर 


Ss f > 


p.W. pivision, Kolhapur P.W. Sub Division, Kolhapur 


Name of Work : Construction Under Ground & Overhead Water Tank 
For Fire Precaustion In Rural Hospital At 


Gandhinagr Taluka Karveer. 
RECA PIT WEA TT ON = SHEET 
————— scene ante wo & Name Amount 


1 Work Portion Rs. 6,94,005,00 


2 Laboratry Charges Rs. 14, 550 00 


nial 
Rs. 708,558.00 


Add Insurance towards Labour @ 1.00% Rs. 7, 086,00 

a | 9 Add G.S.T. on Residencial Buildings @ 12.00% Rs. 83,281.00 
| - on Rs. 694005.00 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) य डा 
Add Centage Charges @ 5.00% Rs. 35,428,00 


eeasaeaSeseaseses 
Re. 8, 34,350.00 


say Rs. 8, 34,360.00 


6300 


Deputy Engineer 
P.W. Sub Division, Kolhapur 
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जिल्हा शल्यचिकित्सक मह... 5 


P. W. Circle, Kolhapur. 


Estimate No : 022614 GSR Gandhinagar * Rites 3m vat 
SIS-ETM/1411009_€f#¢£p “= 


a . 
} p.W. Division, Kolhapur - p.W. Sub Division, Kolhapur 
Name of Work : Construction Under Ground & Overhead Water Tank 
For Fire Precaustion In Rural Hospital At 
Hatkanagle Taluka Hatkanagle 
ne CA Ps TULATI ON-SHEET 

Sub-Estimate No & Dh Amount 
- 1 Work Portion Rs. 8,05,058.00 
2 Laboratry Charges Rs. 14,550.00 
eee 
Rs. 8,19,608.00 
Add Insurance towards Labour @ 1.00% Rs. 8,196.00 
छू ब Add ४.% on Residencial Buildings @ 12.00% Rs. 96,607.00 

की on Rs. 805058 00 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) ‘ 
Add Centage Charges @ 5.00% Rs. 40,980.00 
———— el 
Rs. 9,65,391,00 
Say 85. 9, 65, 391 ,00 टा. 


Deputy Engineer 
p.W. Sub Division, Kolhapur 


Teckhavu मली क: fred or RS Fi 6 $1331, 
fer Rup ed” Nine Rath Spr १८8 .. | 
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ता शतचा हिता ¥ : we ve Engineer 
. पी. आर. कोल्हापूर, Da. (आकण 2 Countess lant ; 


Recom™s ही Re 


Superintending Engineer 
P. W. Circle, Kolhapur 


Estimate No : 022619 GSR Hatkanagle उपसंचालक आरोग्य fat 
* क ’ 
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वोल्हापूर पद पि i पडळ. त कोल्हापूर = 
¢ पपू 9 > » ९ roa TX. 


> 
ig 
P.W. Division, Kolhapur P.W. Sub Division, Kolhapur | 
Name of Work : Construction Under Ground & Overhead Water Tank 
For Fire Precaustion In Rural Hospital At Murgud 
~ Taluka Kagal. 
‘-RECAPITULATION~- SHEET 
Sub-Estimate No & Name Amount 
ee हनाणािणिमावाियववशााााााााशाशााशाशााागाशा 
1 Work Portion Rs. 7,2177513-00 
2 Laboratry Charges Rs. 14,550.00 
==> SS SSeS SSeS ST SS 
Rs. 7,42,123,.00 
Add Insurance towards Labour @ 1.00% Rs. 7,421,00 
Add G.S.T. on Residencial Buildings @ 12.00% Rs. 87, 309,00 
on Rs. 727573.00 (Amount Excluding Royalty & Lab Testing) : र 
Add Centage Charges _ ७ 5.00% Rs. .. : 37,106,00 
ल - ee Ree B78 889.00 ज्ये 
8,73,959,00> 
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Superintending Engin 
P.W. Circe, Kolhapur 


Estimate No : 022615 GSR Murgud 
SIS-ETM/1411009_€f+#¢fp 


अ rn ae 
रा. पा. आर. oe 


4 


P.W. Division, Kolhapur 2.७. Sub Division, Kolhapur 


Name of Work Construction Under Ground & Overhead Water Tank 
For Fire Precaustion In Rural Hospital At Kagal 
—————S——— ee 


Taluka Kagal. 


RECAPITULATION-S HEET 


1 Work Portion Rs. 7,27,696.00 i 
2 Laboratry Charges Rs. 14,550.00 
SSS oS SeSssseere= 
Rs. 7,42,246,00 
Add Insurance towards Labour /8-. 1.00% Rs. 7,422.00 
Add G.S.T. on Residencial Buildings 12.00% ; Rs. 87,324.00 

on Rs. 727696.00 (Amount Excluding Roya i & Lab Testing) : 
Add Centage Charges @ 5.00% Rs. 37,112,00 
ee SSS SSeS eessse seas 
Rs. 8,74,104,00 
Say Rs. 8,74,304,00 ~ 
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P.WW. Circle, (कई 


Estimate No : 022620 GSR Kagal 
SIS-ETM/1411009 €f#¢fp 


जिल्हा a उपदेचालच्ह आरोग्य Frat, 


सी. पी. आर. Meese 


